ACTA DE ENTREGA RECEPCI6N DE OBRA 
EMPRESA-MUNICIPIO 

EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JAMILTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMIITEPEC; DISTRITO DEL MISMO NOMBRE, DEL ESTADO DE OAXACA, 
SIENDO LAS 08:00 HRS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA: EL C. ARTURO LOPEZ 
ESPINOSA, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA; CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V ; E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
SANTIAGO JAMILTEPEC LOS CC. CECILIA RIVAS MARQUEZ, ING. AURELIO LOPEZ SORIANO, UC. BLANCA GIL GARCIA, C. FERNANDO JESUS 
AVILA CISNEROS, LIC. JOSE MANUEL MARTINEZ BAUTISTA, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: "CONSTRUCClbN 
DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+250". 


^^Sane/aoo 

# JAMILTEPEC 

GOBiER 

21 


GOBIERNO MUNICIPAL 

2019-2021 


UBICACI6N : 


ESTADO: 020 

REGION. 02 

MICROREGION: 27 

DISTRITO: 21 

MUNICIPIO: 467 

LOCALIDAD: 001 


DATOS GENERALES 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 

RUBRO: 

OFICIO DE AUTORIZACION: 
OFICIO DE NOTIFICACION: 


DESCRIPCION DEL PROYECTO: 


OAXACA _ 

COSTA _ 

COSTA 

JAMILTEPEC 

SANTIAGO JAMILTEPEC 

SANTIAGO JAMILTEPEC 


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2019. 


RAMO GENERAL 33 


MSJ/467/FII1/015/2019 FECHA: 11 DE JULIO DE 2019 


MSJ/467/FIII/015A/2019 FECHA: 11 DE JULIO DE 2019 


LIMPIA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO NATURAL, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, 
EXCAVACION PARA DESPLANTE DE GUARNICIONES, CONSTRUCClON DE GUARNICIONES DE 
CONCRETO DE 20 X 15 X 40 CMS. CIMBRADO EN GUARNICIONES, AFINE DE SUPERFICIE PARA EL 
COLADO DE CONCRETO HIDRAULICO EN PISO DE 15 CMS. DE ESPESOR CON MALLA SOLDADA DE 66 
10-10, COLADO CONTINUO CON CONTRA JUNTAS, TERMINADO CON TEXTURA TIPO PIEDRA DE RIO, 
PJNTURA COLOR AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES, AS I COMO LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA 


RUBRO: URBANIZACION 


SUBCLASIFICACION: PAVIMENTACION 


MODALIDAD DE EJECUCION : CONTRATO 


FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 01/08/2019 


FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 31/10/2019 


FECHA DE INICIO REAL: 01/08/2019 
METAS ALCANZADAS: 1,751.00 


ML 


FECHA DE CONCLUSION: 31/10/2019 
BENEFICIARIOS: 


135 


HABITANTES 


ESTRUCTURA FINANCIERA 

A 

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE EJERCIDO 

SALDO £; 


RAMO 33 FONDO III 

$1,775,332.94 

$1,775,332.94 

5000 r-fVi 


RAMO 33 FONDO IV 



nEGrS 

:U{1 

RAMO 28 



08RAS 

PO 

APORTACI6N federal 



Mpla. 


BENEFICIARIOS 



Jsffi 

Its, 

rnj 

OTROS 




TOTAL 

$1,775,332.94 

$1,775,332.94 

— $o ^i; 



LA OBRA SE EJECUTO CONFORME A LAS FECHAS E INICI; 

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRI^aH 
ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUER 
PROYECTO E INVERS0N 6JERCIDA, Y ES RECIBIDA PO ^ 

PREStDENCI 
‘ WUM1CIPA' 

Mpio. Santiagj 
JcmUtep? 
ptto, Jamilt 
or.x 2019*2021 


<IINOS PROGRAMADAS. 

[)N POR LAS^fARTES QUE INTERVIENEN, SE GONCLUYE QUE LA OBRA SE 
~ LIDAQ-y DE^TINO DE SU EJECUCI6N SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL 
: DE SU OPERACI6N, CONS|ERVACl<£>N Y-MANTENIMIENTO. 




SIND1CATU 
UNICIPAL 
Mpio. Santiago 
Jomiltepec, 
Dtto. Jomiltepec, 
Oax. 2019 • 2021 


r/SORERU 









































ACTA DE ENTREGA RECEPCI6N DE OBRA 
EMPRESA-MUNICIPIO 

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO US DIEZ HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE 
SU INiCIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. 

RESPONSABLE DE SU EJECUClbN 


€ Santiago 

1ILTEPEC 

GOBIERNO MUNICIPAL 

2019-2021 


CONTRATISTA : CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V. 

ADMINISTRADOR UNICO : C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA 
R.F.C: CZU1712158G0 

% 

DOMICILIO: CARRETERA PANTEON JARDIN NO. EXT. 123 CASA 23, INT. 1, COL. 
RESIDENCIAL JAZMINES, SAN ANDRES HUAYAPAM, OAXACA, CP. 68287. 















